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Verordening werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Littenseradiel 

2016 

De raad van de gemeente Littenseradiel; 

gelezen het voorstel van het college van 27 oktober 2015; 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 5.4 vierde lid van de Telecommunicatiewet; 

besluit: 

vast te stellen de Verordening werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Littenseradiel 2016 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. college: het college van burgemeester en wethouders; 

b. huisaansluiting: niet met andere kabels of leidingen samengebonden delen van kabels of leidingen 
die een verbinding vormen tussen een net dat naar zijn aard voor aansluiting van huishoudens 
wordt opengesteld en één onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 onder a tot en met e van de 
Wet waardering onroerende zaken; 

c. kabels en leidingen: één of meer kabels of leidingen als bedoeld in artikel 1.1 onder z van de Te¬ 
lecommunicatiewet en overige kabels of leidingen, die niet vallen onder artikel 1.1 onder z van 
de Telecommunicatiewet, daaronder mede begrepen lege buizen, ondergrondse en bovengrondse 
ondersteuningswerken en beschermingswerken bestemd voor transport van vaste, vloeibare of 
gasvormige stoffen, van energie of van informatie alsook ondergrondse en bovengrondse onder¬ 
steuningswerken en beschermingswerken als bedoeld in artikel 5.15 Telecommunicatiewet. 

d. openbare gronden: dat wat daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 onder aa van de Telecommu¬ 
nicatiewet; 

e. redenen van publiek belang: redenen van openbare orde, veiligheid, het voorkomen of beperken 
van overlast, de bereikbaarheid van gronden of gebouwen, danwel ondergrondse ordening; 

f. aanbieder: degene die een openbaar netwerk aanbiedt, daaronder verstaan een elektronisch 
communicatienetwerk als bedoeld in artikel 1.1, onder i van de Telecommunicatiewet en artikel 
5.1 Telecommunicatiewet alsook een netwerk ten behoeve van het vervoer van vaste, vloeibare 
of gasvormige stoffen of energie, alsmede degene die in eigen naam en voor eigen rekening kabels 
ten dienste van een dergelijk netwerk aanlegt, instandhoudt en opruimt. 

g. werkzaamheden van niet-ingrijpende aard: 

het aanbrengen of verwijderen van kabels in reeds aangebrachte voorzieningen; 
reparaties met een lengte van minder dan 10 meter en niet vallend onder artikel 8; 
werkzaamheden inzake de aanleg, instandhouding of opruiming van een huisaansluiting. 


Artikel 2 Reikwijdte 

Deze verordening is van toepassing op werkzaamheden in of op openbare gronden in verband met de 

aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen. 

Artikel 3 Meldings- en beslistermijnen 

1. Het is verboden om zonder melding van de aanbieder en instemming van het college werkzaam¬ 
heden uit te voeren in of op openbare gronden, inzake de aanleg, instandhouding of opruiming 
van kabels en leidingen. 

2. Een voornemen tot het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 wordt tenminste 
acht weken voor de voorgenomen aanvang bij het college gemeld door of namens een aanbieder. 

3. Het college beslist binnen acht weken na de datum van ontvangst van de melding over de instem¬ 
ming. 

4. Als het werkzaamheden van niet-ingrijpende aard betreft, wordt, in afwijking van het eerste lid, 
het voornemen tenminste vijf werkdagen voor de voorgenomen aanvang van de werkzaamheden 
bij het college gemeld. 

5. Als het werkzaamheden van niet-ingrijpende aard betreft, beslist het college, in afwijking van het 
tweede lid, binnen vijf werkdagen na de datum van ontvangst van de aanvraag. 

Artikel 4 Gegevensverstrekking 

Bij de melding als bedoeld in artikel 3 eerste lid wordt een uitvoeringsplan gevoegd, dat in ieder geval 

het volgende omvat: 
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a. een omschrijving van de kabels, die worden aangelegd, in stand gehouden of opgeruimd, alsmede 
een omschrijving van de voorzieningen die worden medegebruikt of voor medegebruik worden 
aangelegd; 

b. een omschrijving van de werkzaamheden, die worden uitgevoerd; 

c. de contactgegevens van degene onder wiens verantwoordelijkheid de werkzaamheden worden 
verricht, inclusief een contactgegeven dat gedurende de uitvoering van de werkzaamheden de 
gehele dag bereikbaar zal zijn alsmede de contactgegevens van degene die de kabel of het netwerk 
in eigendom heeft, beheert of exploiteert; 

d. een opgave van het voorgenomen tijdvak waarbinnen de werkzaamheden zullen plaatsvinden 
en, indien van toepassing, een opgave van de fasering binnen dit tijdvak; 

e. een aanduiding van de belanghebbenden die vooraf in kennis worden gesteld van de werkzaam¬ 
heden. Uitvoerder van de werkzaamheden is verplicht omwonenden en bedrijven ter plaatse van 
de uit te voeren werkzaamheden op de hoogte te stellen; 

f. één of meerdere duidelijke tekeningen waarop in ieder geval het gewenste tracé, de doorsnee 
van de kabel(s) en de te verrichten werkzaamheden staan aangeduid; 

g. een omschrijving van de maatregelen die om redenen van openbare orde, veiligheid, het voorko¬ 
men of beperken van overlast, de bereikbaarheid van gronden of gebouwen, dan wel ondergrondse 
ordening zijn voorgenomen. 


Artikel 5 Voorschriften en beperkingen bij instemming 

1. Aan een instemmingsbesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. 

2. Deze kunnen slechts betrekking hebben op: 

a. de plaats van de werkzaamheden; 

b. het tijdstip van de werkzaamheden, met dien verstande dat het toegestane tijdstip van 
aanvang, behoudens zwaarwichtige redenen van publiek belang, niet later mag liggen dan 
twaalf maanden na de datum van het instemmingsbesluit en de werkzaamheden binnen 
twaalf maanden na aanvang ervan moeten zijn voltooid; 

c. de wijze van uitvoering van de werkzaamheden; 

d. het bevorderen van medegebruik van voorzieningen; 

e. het afstemmen van de voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overige in de 
grond aanwezige werken. 


Artikel 6 Coördinatie van werkzaamheden 

1. Het college is belast met de coördinatie van werkzaamheden in of op openbare gronden in verband 
met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen. 

2. Hierbij worden mede betrokken andere werkzaamheden in of op openbare gronden. 

3. Het college bevordert het medegebruik van voorzieningen, waarbij de technische mogelijkheden 
in acht worden genomen. 

Artikel 7 Medegebruik van voorzieningen en vooroverleg 

1. Een aanbieder is verplicht om bij de aanleg van kabels in openbare gronden zoveel mogelijk 
(mede)gebruikte maken van bestaande, hetzij door andere aanbieders dan wel door of in opdracht 
van het college aangelegde voorzieningen. 

2. Indien de aanbieder een redelijk aanbod wordt gedaan om gebruik te maken van de vooraange¬ 
legde voorzieningen, zoals mantelbuizen, kabelgoten, of kabel- en leidingentunnels, is de aanbieder 
verplicht om voor de aanleg of uitbreiding van zijn netwerk van deze voorzieningen gebruik te 
maken. 

3. Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, kan hierover vooroverleg voeren met het college, 
teneinde de melding, als bedoeld in artikel 3 voor te bereiden. 

Artikel 8 Ernstige belemmeringen en storingen 

1. Degene die spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van een ernstige belemmering of storing 
heeft uitgevoerd verstrekt zo spoedig mogelijk maar in ieder geval uiterlijk binnen twee weken 
na de uitgevoerde werkzaamheden een uitvoeringsverslag aan het college. 

2. Het uitvoeringsverslag omvat in ieder geval: 

a. een omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden die zijn uitgevoerd; 

b. een omschrijving van de kabels die zijn aangelegd, in stand gehouden of opgeruimd; en 

c. een aanduiding van de spoedeisende aard van de werkzaamheden. 


Artikel 9 Herstel openbare gronden na beëindiging werkzaamheden 

Openbare gronden worden na beëindiging van de werkzaamheden in de oude staat teruggebracht, 
tenzij het college anders heeft beslist. 
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Artikel 10 Toezicht 

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de door 

het college aangewezen personen. 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking. 

2. De Telecommunicatieverordening gemeente Littenseradiel, vastgesteld door de raad op 23 no¬ 
vember 2009, wordt ingetrokken op de in het eerste lid genoemde datum. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening kabels en leidingen gemeente Littenseradiel 
2016. 

Artikel 12 Overgangs- en slotbepalingen 

1. De Telecommunicatieverordening gemeente Littenseradiel blijft van toepassing ten aanzien van 
meldingen, die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening en die 
betrekking hebben op kabels en leidingen ten dienste van een openbaar elektronisch telecommu¬ 
nicatienetwerk. 

2. Artikel 2.1.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Littenseradiel blijft van toe¬ 
passing ten aanzien van aanvragen, die niet vallen onder de werking van de Telecommunicatie¬ 
verordening gemeente Littenseradiel en die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding 
van deze verordening. 


Wommels, 14 december 2015 

De raad van de gemeente Littenseradiel, 
, voorzitter 
, griffier 
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